 FOTO VIDEO Cand vor fi gata cele cinci pasaje aflate in constructie pe centura Bucurestiului Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social stiri sociale FOTO VIDEO Cand vor fi gata cele cinci pasaje aflate in constructie pe centura Bucurestiului Autor: Anca Olteanu Marti, 24 Noiembrie 2020, ora 00:03 18336 citiri Cinci pasaje sunt in lucru pe Centura Capitalei: Mogosoaia, Berceni, Cernica, Domnesti si Popesti-Leordeni (Oltenitei) Toate ar trebui finalizate in 2022 Ziare com va arata care este stadiul lucrarilor si cine sunt castigatorii licitatiilor Pasajul Domnesti La pasajul Domnesti, constructorul executa suprastructurile, respectiv cofrare, armare si betonare, pe toate zonele Lucrarile de forare continua pe drumul judetean spre Domnesti In plus, continua executia terasamentelor pentru bretelele stanga-dreapta pe zonele administrative ale Sectorului 6 si orasului Bragadiru, inclusiv giratoriul din acea zona Daca vremea va fi favorabila, se vor asterne straturile de balast stabilizat si asfalt, anunta secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu Asociatia Pro Infrastructura a remarcat, de asemenea, mobilizarea din ultimele saptamani a constructorului si face apel la Ministerul Transporturilor si la Compania de Drumuri sa efectueze platile la timp Compania de Drumuri a incheiat contractul cu asocierea Straco - Comnord - Specialist Consulting, in valoare de 91,5 milioane de lei Lucrarile trebuiau sa fie gata in 2019 Ads Straco trebuie sa realizeze pasajul suprateran peste Centura rutiera a municipiului Bucuresti si CF pe strada Prelungirea Ghencea si DJ 602, pasajele pe Soseaua de Centura pe bretele de urcare/coborare la intersectia giratorie denivelata si intersectia giratorie denivelata propriu-zisa Pasajul Mogosoaia Toti pilotii de la pasajul Mogosoaia au fost forati, armati si turnati Au fost facute testele de portanta pentru a verifica daca au fost respectati parametrii proiectati si acestea au decurs foarte bine, da asigurari Scriosteanu Lucrarile la executarea fundatiilor pentru zidurile de sprijin ale rampei de coborare spre Otopeni au inceput, iar constructorul lucreaza la montarea armaturilor pentru radierul culeei si al pilei ramase de executat Totodata, au inceput lucrarile la breteaua de pe partea dreapta, in sensul de mers spre Chitila si productia grinzilor pasajului la o companie din Pitesti Pana la sfarsitul lunii decembrie vor fi montate grinzile pe primele doua deschideri Ads Secretarul de stat anunta ca pana in toamna anului 2021, soferii vor putea circula pe pasajul Mogosoaia La inceputul lunii octombrie, specialistii in infrastructura sustineau ca constructorul Strabag lucreaza cu incetinitorul si nu ar putea sa termine pasajul in 2021, inainte de termenul contractual Ambuteiaje kilometrice Asociatia Pro Infrastructura acuza Compania de Drumuri ca nu a gandit bine acest proiect in faza de pregatire, pentru ca nu a luat in considerare o sectiune mai lata a bretelelor de la sol care sa permita circulatia pe doua benzi in fiecare directie pe perioada lucrarilor In prezent, configuratia produce zilnic ambuteiaje kilometrice "Ne exprimam speranta ca lucrarile vor continua intr-un ritm bun, astfel incat in anul 2021 pasajul sa fie dat in circulatie O durata de 24 de luni de executie pentru o asemenea lucrare ar reprezenta o pata de rusine atat pentru beneficiar, cat si pentru constructor", scrie Pro Infrastructura Ads Pasajul Mogosoaia se afla la intersectia DN1A cu Centura Bucuresti, in zona localitatii Mogosoaia si are o lungime de 112,6 metri, cu patru deschideri, doua benzi pe sens Va fluidiza traficul pe sectorul rutier din Centura Capitalei cuprins intre A1-DN2, intre km 66+540 si km 67+340 In aprilie a fost predat amplasamentul catre antreprenorul Strabag pentru demararea lucrarilor de constructie a pasajului peste DN 1A de la Mogosoaia Contractul pentru proiectare si constructie are o valoare de 32,2 milioane de lei fara TVA Obiectivul include rampa de urcare si rampa de coborare, pasajul superior peste DN 1A, precum si bretelele de acces Pasajul Oltenitei - Popesti Leordeni La pasajul Oltenitei - Popesti Leordeni lucrarile au inceput in vara, in luna august In prezent continua demolarile imobilelor de pe amplasamentul obiectivului si au inceput lucrarile pentru relocarea utilitatilor din zona Ads Pana acum au fost forati deja primii 34 de piloti dintre cei 372 care sunt necesari pentru sustinerea pasajului Pe santier a aparut un al doilea utilaj de forat, care va creste ritmul de lucru Contractul a fost castigat de firma Itinera SPA si presupune realizarea unui nod rutier, inclusiv constructia unui sens giratoriu suspendat Nodul rutier va avea o lungime de aproximativ 800 de metri care se termina cu un sens giratoriu (pe directia Bucuresti) si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu (pe directia Oltenita) Contractul castigat de Itinera are o valoare de 169,5 milioane de lei, fara TVA Pasajul Berceni Continua lucrarile si la pasajul Berceni, unde s-au finalizat forajele pe latura spre DJ 401, iar utilitatile sunt relocate In prezent, se realizeaza armaturile pilelor si culeelor pentru care au fost executate deja fundatiile Constructorul lucreaza la terasamente pentru devierea traficului pe Centura actuala a Capitalei, in zona pasajului si a ajuns la un stadiu fizic de 7% Ads Asociatia Pro Infrastructura spune ca antreprenorul general Selina-Trameco ar putea finaliza lucrarile la sfarsitul anului viitor, inainte de termenul stabilit in contract, iunie 2022, daca ultimele blocaje birocratice ce tin de Primaria Sectoruluii 4 si Enel vor fi rezolvate pana la finele acestui an Lucrarilor la pasajul Berceni au inceput la finalul lunii iunie si ar trebui sa fie gata in noiembrie 2021 Constructia este realilzata de asocierea Trameco - Vahostav - Constructii Erbasu - Grafic Tends, pentru 30,5 milioane de euro Obiectul principal al contractului il reprezinta proiectarea si executia lucrarilor pentru amenajarea unui nod rutier pe Centura Bucuresti - DJ401 (Berceni) Nodul va fi unul denivelat, cu amenajarea unui sens giratoriu suspendat, care va fluidiza traficul, inclusiv pe cel feroviar din zona In ceea ce priveste desfasurarea investitei pe DJ 401, amenajarea nodului rutier este pe o lungime de aproximativ 600 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Bucuresti si aproximativ 650 de metri care se termina cu un sens giratoriu pe directia Berceni Pasaj Cernica La pasajul de la Cernica, unde va fi un sens giratoriu suspendat, se lucreaza la realizarea pilonilor si turnarea radierilor, iar la viitorul pasaj peste magistrala CF 801, inspre Autostrada A2, au inceput lucrarile de eliberare si pregatire a amplasamentului langa pasajul existent Tirenna Scavi construieste pasajul rutier de la Cernica, in cadrul proiectului de modernizare a celor 11 kilometri de Centura a Capitalei dintre intersectia acesteia cu DN2 si A2 Lucrarile ar trebui finalizate in luna august a anului 2021 Cum evolueaza lucrarile la autostrada de centura a Capitalei 52 de kilometri ar trebui sa fie construiti pana in 2023 FOTO VIDEO Cum arata santierul celor doua giratorii suspendate pe Centura Bucuresti "Avanseaza intr-un ritm rezonabil" FOTO VIDEO Lotul 1 din A10, Sebes - Turda, va fi deschis cu cateva zile inainte de alegeri Cand este programat evenimentul electoral Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Garda de Mediu, despre incendiul de la Popeşti-Leordeni: Se înregistrează depăşiri mari la monoxid şi dioxid de carbon Garda de Mediu a transmis că este monitorizată calitatea aerului în urma incendiului de proporţii de la depozitul de deşeuri din Popeşti-Leordeni şi nu au fost sesizate substanţe toxice UPDATE Incendiu de proporții în sudul Bucureștiului A luat foc un depozit de materiale reciclabile VIDEO Un incendiu de proporții a izbucnit în zona de sud-est a Capitalei, duminică dimineață, 5 decembrie UPDATE 9 00 Pompierii au anunțat că au reușit să limiteze aria de răspândire a # pasaj domnesti , # Pasaj Mogosoaia intarziere , # popesti leordeni , # centura Capitalei Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii raduion507 Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 1 Lucrări de infrastructură Urmăresc cu interes filmările prezentate de Asociație Ar fi mai utile dacă mai intai ați prezenta Vezi tot medgidnicolai Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 vor fi in 2022 daca ne votati pe noi acum care voi cu 40km autostrada pe an Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata DigiSport ro Lacrimi de fericire Ea este femeia din spatele noului campion mondial din Formula 1, Max Verstappen Ads Top stiri din Actualitate Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Incident grav în Marea Baltică O navă daneză și una britanică s-au ciocnit Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 